कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्याळयाच्या वारंगा परिसरात 
मुला-मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बांधका-२०२३/प्र.क्र.११६/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४. 


वाचा :- १. कुलपती, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय,रामटेक यांचे 
दि.०३.०७.२०२३ रोजीचे पत्र. 
२. उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.१६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- विश्वविद्यालयाच्या विद्याशाखीय विस्ताराकरीता शासनाने मौजा वारंगा जि.नागपूर 
येथे १९.८१ हे. आर. जागा विश्वविद्यालयास उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर जागेवर Centre of 
Excellence, for Indological Studies and Research या इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. सदर 
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर या इमारतीत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ सुरु करणे प्रस्तावित 
आहे. विद्यार्थ्यांनी विश्वविद्यालयात प्रवेश घेतल्यावर त्यांच्या निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी 
विद्यापीठ परिसरात मुलां-मुलींचे वसतिगृह असणे आवश्‍यक आहे. सबब प्रत्येकी २०० क्षमतेची G 
+ २ इमारत बांधकामांची एकुण रु.६०.९२ कोटी किंमतीचे अंदाजपत्रके सादर करुन, सदर 
अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये विनंती केली होती. 

सदर प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करुन देण्यासाठी व प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे 
ठेवण्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनंती करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने या कामाची छाननीअंती रु.५२०४.९० लक्ष इतकी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. 
तसेच उच्च स्तरीय सचिव समितीने या कामाच्या रु.५२०४.९० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
संदर्भ क्र.२ येथील बैठकीत मान्यता दिली आहे. तदनुषंगाने या कामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या वारंगा परिसरात मुला- 
मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२३/प्र.क्र.११६/विशि-२ 

नुसार रु.५२,०४,९०,०००/- (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी चार लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

अटीव शर्ती :- 

१. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

२. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबीच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक.२०१७/प्र.क्र.११/ नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

३. प्रस्तावातील खरेदीश्ी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

४. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करून सदर कामे पूर्ण करावीत. 

६. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

८. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 


२. या कामासाठी होणारा खर्च ३. सदरखर्च "मागणी क्र. डब्ल्यु- 02, मुख्य लेखाशीर्ष २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२ विद्यापीठांना सहाय्य, (००) (१४) कवि 
कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, नागपूर विकास (कार्यक्रम) (२२०२ ३४९५) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता दिल्यानुसार सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१/इमा-३ दि.०९.०२.२०२४ अन्वये तसचे 
उच्चाधिकार सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
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झासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२३/प्र.क्र.११६/विशि-२ 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७"१५/.॥६॥/१9॥॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०११२४४४०४३०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHARAD SARJERAO KOKATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 


S H A RA D ) AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=be7c662076305763361521944ed5ba258ae7d29f78cdd 
b94fc3e83bfa2424200, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=95D25EC736C5F76DA241E96AD9552FF908EFC6 
S A RJ E RA O KO KAT E 582DF4A4ECADD1C4C6CD038195, cn=SHARAD SARJERAO 

KOKATE 

Date: 2024.03.01 12:53:45 +05'30' 


(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. कुलगुरु, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक. 
३. कुलसचिव, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक. 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.(५ प्रती) 
५. सह संचालक(उच्च शिक्षण), नागपूर विभाग, नागपूर. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नागपूर. 
७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -२, महाराष्ट्र नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 
१०. कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
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शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२३/प्र.क्र.११६/विशि-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : बांधका-२०२३/प्र.क्र.११६/विशि-२ दिनांक : 09 मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्याळयाच्या वारंगा परिसरात मुला-मुलींचे वसतीगृह इमारत 
बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 
Recapitulation Sheet 
Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs Per Cost Rs. 
No. (Sqmt./Meter/LumpSum Component Total 
etc.) Wise 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1. | Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Ground + 2 Floors (Boys Hostel) 5,210.97 Sq. M 28,000 14,59,07,160 
Ground + 2 Floors (Girls Hostel 5,210.97 Sq. M 28,000 14,59,07,160 
Total B.U.A. = | 10421.97 | Sq.M Sub Total (A - 1) 29,18,14,320 
2. Electrification Internal 5% of (A-1) 1,45,90,716 
External 6% of (A -1) 1,75,08,859 
Fire Fighting Arrangements etc. @ 400 41,68,776 
Lifts 4 20,00,000 80,00,000 
Pump house, bore well etc LS. 20,00,000 
Area lighting, CCTv, Generator etc. LS. 20,00,000 
Sub Total (2) 4,82,68,351 
3. | Water Supply & Sanitary Works 5% of (A-1) Sub Total (3) 1,45,90,716 
4 Furniture 7,295.36 Sq. M 5000 Sub Total (4) 3,64,76,790 
Sub Total (A) 39,11,50,177 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
Water Main Storage 50000 Litres 23 11,50,000 
Internal/Approach Roads, Land 1,31,31,644 
Development, Parking, Land 4.5% of (1) 
Scaping Etc. 
Sub Total (B) 1,42,81,644 
Project Cost (P) = (A) + (B) 40,54,31,822 
(C) | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (sub total A1) 1,16,72,573 
(ii) GST 18% on (P) 7,29,77,728 
(iii) Price Escalation 5% (P) 2,02,71,591 
(iv) Architectural Fees 1.5% on (P) 60,81,477 
(v) Labour Insurance 1% on (P) 40,54,318 
Sub Total (C) 11,50,57,687 
TOTAL COSST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) 52,04,89,509 
Say Rs. Lakhs 5204.90 
Per Sq.mt. Construction Cost_ 
1. Bldg Civil (A1) 7 Rs 28,000 /Sqm 
2. Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture = Rs 37,531/Sqm 
3. Total (A +B) 38,902/Sqm 
(शरद कोकाटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
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